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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 3 

8 Ιανουάριου 2010 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

Αριθμ. 68 

1. Ο Δήμαρχος Ελεύθερόν, προκηρύσσει ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙ¬ 
ΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ & ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟ¬ 
ΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
1.499.400,00 € (ΕΥΡΩ). Το έργο συντίθεται από τις ακό¬ 
λουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) Κατηγορία Υδραυλικών έργων, με προϋπολογισμό 
1.233.131,18 € (ΕΥΡΩ) (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα). 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του Δ.Δ. 
Ελεύθερόν του Δήμου Ελεύθερόν, Νομού Καβάλας της 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός 
Φιλίππου 41 - Ν. Πέραμος Τ.Κ. 64 007, μέχρι την Πέμπτη, 
28/01/2010. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25943-50021, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25943-50020, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία Βαρελίδου Φιλία. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/02/2010, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προ¬ 
σφορών) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ελεύθερόν και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το 
άρθρο 6 του Ν. 3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης 
της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). 
καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Αν για οποιονδήποτε δε διενεργηθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αναδιεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
προϊσταμένη αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 


ΐαχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία του διαγωνισμού, σε όσους ενδιαφε¬ 
ρομένους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια 
ώρα (10:00 π.μ.). 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά στην 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι 
δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή 
αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

5. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου ήτοι τάξεις 2η και 3η τάξη για εντός και εκτός 
νομού & 2η, 3η και 4η τάξη για εντός νομού Καβάλας 
στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οι¬ 
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και 
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, την τελευταία πενταετία 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα- 
τούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με την 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την νομοθεσία και συγκεκριμένα με το 
Ν. 3669/08. 
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6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από την μετάφραση τους στην Ελληνική 
γλώσσα ύψους 24.700,00 € (ΕΥΡΩ), οι οποίες θα απευ¬ 
θύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται 
όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 3669/08. Η ως άνω 
εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που 
όμως δεν θα είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών 
ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

7. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζε¬ 
ται σε 180 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεση της. 

8. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) μή¬ 
νες. 

9. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 79,556% από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) 
και κατά 20,444% από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ελευθερών. 

11. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραί¬ 
τητα έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του 
Δήμου Ελευθερών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 25943 50021. 

Νέα Πέραμος, 5 Ιανουάριου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 

Αριθμ. 68 

Ο Δήμαρχος Μαρώνειας προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ» με προϋπολογι¬ 
σμό 133.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 
106.598,24 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.και Ο.Ε., απρό¬ 
βλεπτα και απολογιστικά). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π.) και να προμηθευτούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. Ρο¬ 
δόπης Π. Τσαλδάρη 56-58, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή μέχρι 
και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την Δημοπρασία, 
στις 04-02-2010 ημέρα Πέμπτη. Η Διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέ¬ 
φωνο 25310-22960, ΡΑΧ επικοινωνίας 25310-37973 (112), 
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Ιωάννης Τσαούσης 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και Μαρία Στράντζαλη Πολιτι¬ 
κός Μηχανικός ΤΕ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-02-2010 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μαρώνειας. Αν 


για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή 
τηλεφωνικώς πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημε¬ 
ρομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του 
διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερό¬ 
μενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη 
φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται 
μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η 
ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 3669/08 
ΚΔΕ «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών (σε ακέραιες μονάδες) σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης». 

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2,1η, 2η 
με τους περιορισμούς περί κατωτάτων ορίων για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές 
επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και 
έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν 3669/08 ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κα¬ 
τηγορίας. 

2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν 3669/08 ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
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Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Ξυλαγανή, 5 Ιανουάριου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

Αριθμ. 10 

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου, διακηρύσσει ότι στο Δημο¬ 
τικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής, θα διεξαχθεί δημόσιος ανοικτός 
μειοδοτικός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές και 
με προσφερόμενη τιμή τιμολόγησης την επίσημη (εβδο¬ 
μαδιαία) μέση λιανική τιμή του τμήματος Εμπορίου της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας, για την ανάδειξη 
προμηθευτή «Υγρών καυσίμων για το έτος 2010» (βενζί¬ 
νης ευροη βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου θέρμανσης, 
πετρελαίου κίνησης), για τις ανάγκες του Δήμου Παρα¬ 
νεστίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 56.062,00 ευρώ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 28-01-2010, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00-11.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου, ενώπιον αρμό¬ 
διας Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν 
διεξαχθεί την ανωτέρω ημερομηνία ή αποβεί άγονος, 
θα επαναληφθεί στις 04-02-2010, ημέρα Πέμπτη, την 
ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που 
ασκούν εμποροβιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα 
ή στην αλλοδαπή, με ίδια παρουσία ή εκπροσώπου 
τους ή με την καθ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη απο¬ 
στολή της προσφοράς μέχρι την ημέρα και ώρα του 
διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% 
επί του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των 
2.803,10 ευρώ, κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή 
Τ ραπέζης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία του Δήμου Παρανεστίου στο 
τηλέφωνο 2524350130. 

Παρανέστι, 4 Ιανουάριου 2010 
Η Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Αριθμ. 90 

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά: 

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «Πλακοστρώσεις κρασπεδώσεις ασφαλτο¬ 
στρώσεις και φωτισμό στα Δ.Δ. του Δήμου Λαγκαδά», με 
προϋπολογισμό 1.250.000,00 ΕΥΡΩ με την Αναθεώρηση 
και το Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογι¬ 
σμό 933.897,98 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας που 
βρίσκεται επί της οδού Ν. Παπαγεωργίου 2 στην πόλη 
του Λαγκαδά, μέχρι τις 21-01-2010 ημέροα Πέμπτη. Για 
την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ¬ 
λουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε επτά (7,00) ΕΥΡΩ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β 
(για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Οδηγιών 2004/18 και 2004/17). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23940-22721, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 23940-20820, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Γεώργιος Λουλάς, πολιτικός μηχ/κός τε. της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Λαγκαδά. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-01-2010, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι του άρθρου 6 του Ν.3669/2008 (με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε, του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η ή 3η τάξη ανεξαρ¬ 
τήτως νομού ή στην εντός νομού 4η τάξη, για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.,) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τους καλούμενους του Ελληνικού Μη¬ 
τρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονομένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, προερχόμενοι από τα ως ανωτέρω (β) κράτη, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.602,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 24 Αυγούστου 2010). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΣΑΤΑ 
2009 & 2010 για ποσό 1.250.000,00 € με τον ΦΠΑ. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λαγκαδά. 

Λαγκαδάς, 4 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ 

Αριθμ. 25 

Ο Δήμαρχος Πλατέος Ν. Ημαθίας προκηρύσσει ανοι¬ 
χτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


προσφορές, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 
δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νησελουδίου Τ.Δ. Πρα¬ 
σινάδας», προϋπολογισμού δαπάνης «190.000,00 €» με 
το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 339/09 μελέτη 
του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή υπο¬ 
χρεώσεων κ,λ.π.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από τα γραφεία του Δήμου Πλατέος, Ελ. Βενιζέλου 2, 
59 032, Πλατύ, μέχρι την Πέμπτη 21-01-10. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333 3 50318, ΐαχ επικοι¬ 
νωνίας 2333 0 64444, αρμόδιος υπάλληλος για επικοι¬ 
νωνία Ε. Θεοδωρακοπούλου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιανουάριου 2010, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών εκφρασμένα σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξα¬ 
χθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή 
αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, 
θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει 
με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή - και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με ΕΑΧ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού - και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια δια¬ 
δικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ,ΧΩ. 
Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ και 
νια τους οποίους δεν συντρέχουν λόγοι του κατωτέρου 
ορίου. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.195,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠ.ΕΣ. 
(Πρόγραμμα Εκτέλεσης εργασιών Βελτίωσης υποδομής 
των χώρων διαμονής των τσιγγάνων) και ΣΑΤΑ. 

Πλατύ, 4 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΩΝ 

Αριθμ. 11765 

1. Ο Δήμος ΒΟΙΩΝ, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Αγίου 
Νικολάου» με προϋπολογισμό δημοπρατούμενων εργα¬ 
σιών 120.000,00 €, με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία Τεχνικά έργα με προϋπολογισμό - 
98.840,34- € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλε- 
πτα-αναθεώρηση). 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας του 
Δήμου, μέχρι τις 28/01/2010 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β’. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2734360128, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Κότσιφα Αλεξία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Φεβρουάριου 
του έτους 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη 
παράδοσης προσφορών) και με το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό του τιμο¬ 
λογίου της 437/2009 εγκεκριμένης μελέτης της ΤΥΔΚ. 
Ν. Λακωνίας (άρθρο 4 παρ. α του Ν. 3669/2008). 

4. Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις 
κατηγορίες τάξης (κοινοπραξία Α1), Α2,1ης και 2ης για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

4.2 Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την 
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Πα¬ 
γκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

4.3 Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.000,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3263/04 
απαιτούνται πρόσθετες Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12 % (Δώδεκα 
τοις εκατό). 

8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 120 
ημερολογιακές ημέρες. 

9. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί 
έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακο¬ 
λουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας 
(άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008). 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Βοιών. 

Νεάπολη, 28 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(7) 

4η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 

Αριθμ. 2 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑ- 
ΓΕΟΡΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
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23284/14-12-2009 έγκριση της Ε.Π.Υ., διενεργεί δημό¬ 
σιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη προμηθευ¬ 
τή, εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος συστήματος 
βιντεοσκόπησης ασφαλείας (ΟΟΤν), των εξωτερικών 
και εσωτερικών χώρων του Νοσοκομείου, με αριθμό 
διακήρυξης Νο 002/2010. 

Προϋπολογισμού: 98.770 € με Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης & εγκατάστασης: Σε χώρο του Νο¬ 
σοκομείου που θα υποδειχθεί. 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Την 
02/03/2010 ημέρα Τρίτη μέχρι τις 14:30 π.μ., στο γραφείο 
Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Την 03/03/2010 
ημέρα Τετάρτη ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριά¬ 
σεων ΔΣ του Νοσοκομείου. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυ¬ 
ητική επιστολή συμμετοχής αξίας 4.938,50 €. 

Τα τεύχη διακηρύξεων και τεχνικών προδιαγραφών 
θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών με την κα¬ 
ταβολή 10 €, έναντι απόδειξης. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στον Ελληνικό 
τύπο: την 05/01/2010. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 π.μ. 
έως 1430 μ.μ. στο Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ» Γ ραφείο 
Προμηθειών Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης - Νέα 
Ευκαρπία, τηλ.: 2310 693115 και 2310 693119. 

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουάριου 2010 

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ 

Αριθμ. 15 

1. Ο Δήμαρχος Κόφινα Νομού Ηρακλείου Κρήτης 
προκηρύσσει ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΕΚΠΟΤΑ Α) καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή σε ποσοστά έκπτωσης επί τις (%) 
επίτης μέσης λιανικής τιμής του είδους κατά την ημέρα 
παράδοσης και Β) λιπαντικών με κριτήριο την χαμηλό¬ 
τερη τιμή ανά κατηγορία για την Προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών νια τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 
2010 . 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι: α) Αμόλυβδη βενζίνη 
12000 λίτρα, β) Πετρέλαιο κίνησης 74.841,50 λίτρα, 
γ) Πετρέλαιο θέρμανσης 8000 λίτρα δ) Λιπαντικό μη¬ 
χανής 1000 λίτρα ε) Λιπαντικό υδραυλικών 800 λίτρα, 
για τις ανάνκες του Δήμου Κόφινα. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 
130000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%) 
και θα προέλθει από ΕΣΟΔΑ του προϋπολογισμού του 
2010 . 

Οι προδιαγραφές καθορίσθηκαν βάσει της με αριθμ 
564/2003 μελέτης της ΤΥΔΚΝ Ηρακλείου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) και όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει μεταγενέστερα και του 
ΠΔ 3463/2006 νια το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14/01/2010. Ημέρα 


Πέμπτη και ώρα 11 (Λήξη προσφορών) στα Δημαρχείο 
Κόφινα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στο Ασήμι 
Νομού Ηρακλείου Κρήτης. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 
προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά που 
ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετικά με το αντικεί¬ 
μενο του διαγωνισμού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή 
με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ 
οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. 
Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να 
παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγουμένη της 
ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα είναι 
στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείεται θα 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής 
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει τα 
5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 
6.500€. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί 
στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το 
δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η 
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει αμέσως μετά 
την ώρα λήξης υποβολής των. 

4. Χρόνος παράδοσης ορίζεται σε ένα έτος από την 
υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της 
σύμβασης δύο επιπλέον μηνών αλλά με τους ίδιους όρους, 
και ο τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα ταυ Δήμου. 

5. Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
και διακήρυξης με τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής καθώς και πληροφορίες 
δίνονται στα γραφεία του Δήμου στο Ασήμι Ηρακλείου 
Κρήτης Τ.Κ. 70016, τηλ. 2893340210, 2893340200 (Αρμό¬ 
διος Υπάλληλος Σταματάκη Μαρία). 

Ασήμι, 4 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Αριθμ. 8753 

Ο Δήμαρχος Διονύσου της Περιφέρειας Ανατ. Αττικής 
διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της 
προσφοράς με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 50.615€. 
με το Φ.Π.Α. 19%. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2-2-2010 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Διονύσου. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή δια¬ 
γωνισμού. Δε γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω πρωτοκόλλου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ τάξης Α1, Α2,1η για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
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και εργοληπτικές Κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της 
απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85, όπως και κάτοχοι 
παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται 
αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του 
ΜΕΕΠ με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία είναι 
851€ και πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει 
στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να 
έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη 
των 210 ημερολογιακών ημερών. 

Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 28-1-2010 από το Δημοτικό Κατάστημα Δι¬ 
ονύσου. Τα έξοδα των απαραίτητων δημοσιεύσεων της 
διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία 
του Δήμου Διονύσου (Πλαστήρα 50, 14576, Διόνυσος) 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 
213 2139929 - Νίκα και 213 2139925 - Γρίβα. 

Διόνυσος, 5 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Αριθμ. οικ. 8441 

Ο Δήμαρχος Φυλής, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικο¬ 
νομική άποψη προσφορά για την προμήθεια δυο (2) 
αυτοκινούμενων αναρροφητικών σαρώθρων, συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας 202.300,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Φυλής (Κεντρική Πλατεία) την 28-01-2010, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 έως 10:30, κατά την οποία λήγει 
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία της αποσφράγισης. 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε πο¬ 
σοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας, συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 8.500,00 Ευρώ. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και του τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών και περισσότερες πληροφορίες για το 
διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Φυλής 
(τηλ 210 - 2410708, 210 - 2410727 αρμόδια Αγαθή Μπου- 
ράΐμη). 

Φυλή, 30 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 

Αριθμ. 7976 

Ο Δήμαρχος Κορώνης διακηρύσσει τη διενέργεια 
ανοικτής δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές 


για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστημα προσφο¬ 
ράς, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επι¬ 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, (άρθρο 6 Ν. 3669/08) για 
την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ 
ΧΡΥΣΟΚΕΛΛΑΡΙΑ-ΤΣΑΠΙ, Δ. ΚΟΡΩΝΗΣ», Α.Μ. 536/2009 
ΤΥΔΚ Ν. Μεσσηνίας. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της 
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α’ 25/86) 
και του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α’ 137/24-8-93) καθώς και σύμφωνα με 
τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στο τεύχος της 
διακήρυξης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 487.000,00 ευρώ από τα οποία 408.648.9% 
ευρώ είναι η αξία των εργασιών, το ΓΕ & ΟΕ τα απρό¬ 
βλεπτα και τα απολογιστικά, 594,71 ευρώ η αναθεώρηση 
και 77.756,30 ευρώ ο ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Κορώνης στην ΚΟΡΩΝΗ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26η Ιανουάριου 
του έτους 2010, ημέρα Τρίτη. Ώ,ρα λήξης της υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε Λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία η αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.) 

Το έργο χρηματοδοτείται με 350.000,00 ευρώ από 
πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η 
τάξη χωρίς περιορισμούς και 3η τάξη για εντός Νομού 
έδρας για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, ρ και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


39 


στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε 
κοινοπραξία, θα πρέπει όλα τα μέλη της κατά την κα¬ 
τάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν 
συμβολαιογραφική πράξη, όπως ορίζεται με την παρ. 3 
του άρθρου 39 του Π.Δ. 3669/08. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατα¬ 
τίθεται από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 8.172,98 €. Οι εγγυητικές 
επιστολές θα απευθύνονται στο Δήμο Κορώνης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του ανάδοχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΟΚΤΩ (8) 
μήνες. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και 
τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 
5 (παρ. 2) με στοιχεία 2,3,4,5,6,7 και 8 της αναλυτικής 
διακήρυξης, διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου 
Κορώνης, στην Δ/νση ΚΟΡΠΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τ.Κ. 24 004 
τηλ. (27250-22221) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
9:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
και την Πέμπτη 21 Ιανουάριου 2010. Εφόσον ζητηθούν 
εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επο¬ 
μένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
Εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της 
Ε.Ε. του ΕΟΧ και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμ¬ 
βαση του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό 
τιίρα" της αναφερόμενης δαπάνης και τη δαπάνη της 
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει 
τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρο¬ 
μείων η ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας 
και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 
στον ενδιαφερόμενο. 


Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δήμο 
Κορώνης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ. 
με 14:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 27250-22221. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 

Κορώνη, 30 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Δήμαρχος 
ΘΟΔΟΡΗΣ ΣΑΛΑΝΤΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ 

Αριθμ. 2 

Ο Δήμαρχος Μαλίων, Νομού Ηρακλείου, επαναδιακηρύσ- 
σει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389/93) και την υπ’ αριθ. 
4/2009 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περι¬ 
βάλλοντος του Δήμου Μαλίων, για «Προμήθεια φορτηγού 
αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη καρότσα μικτού βάρους 
τουλάχιστον 5 τόνων», όπως αυτή τροποποιήθηκε την 17- 
12-2009, σε σημεία της Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 55.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 19% και η 
χρηματοδότηση προέρχεται από ΕΣΟΔΑ και Σ.Α.Τ.Α. 
έτους 2007. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) συνεταιρισμοί και γ) ενώ¬ 
σεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Οι προσφορές για το διαγωνισμό με όλα τα απαραί¬ 
τητα στοιχεία, θα κατατεθούν στο Δήμο Καλίων, μέχρι 
την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών από 
την αρμόδια Επιτροπή, που ορίζεται π 29η Ιανουάριου 
2010, ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 11:00 π.μ. (ώρα 
λήξης κατάθεσης προσφορών), αυτοπροσώπως ή μέσω 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο 
Δήμο Μαλίων στη Δ/νση: Δημαρχείο Μαλίων - οδός 
25ης Μαρτίου 17 - Τ.Κ. 70007 - Μάλια, μέχρι την προη- 
νούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ορίζεται στο ποσό των 2.750,00 ευρώ, που είναι το 57ο 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Μαλίων. 

Η αναλυτική διακήρυξη με τα παραρτήματα Α’, Β’, Γ, Δ’, 
Ε', ΣΤ’ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δια¬ 
κήρυξης, μπορούν να αναζητηθούν από το Δήμο Μαλίων 
(τηλ - 2897340247 ίαχ: 28970 33888, Αρμόδιος Υπάλληλος: 
Κοπανάκης Νικόλαος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου νννννν.πιαΙίε.ρον. 
9Γ στην οποία έχουν αναρτηθεί. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα παρέχονται 
από το Δήμο τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Μάλια, 4 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ X. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 
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(13) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Μαλίων, Νομού Ηρακλείου, διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΕΚΠΟΤΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, σε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%), επί της τιμής αντλίας του είδους κατά την ημέρα 
παράδοσης, η οποία θα διαπιστώνεται από έλεγχο επί 
των αναγραφόμενων τιμών του είδους στα δελτία απο¬ 
στολής της επιχείρησης και σύμφωνα με τους όρους 
που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 10/2009 μελέτη της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 
Δήμου Μαλίων για την «Προμήθεια καυσίμων για τις 
ανάγκες των μεταφορικών μέσων του Δήμου Μαλίων 
για το έτος 2010». 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 65.700,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ,Π.Α. 19% και η 
χρηματοδότηση προέρχεται από ΕΣΟΔΑ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν α) όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) συνεταιρισμοί και 
γ) ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα 
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ιδία παρουσία ή με 
εκπρόσωπο τους. 

Οι προσφορές για το διαγωνισμό με όλα τα απαραί¬ 
τητα στοιχεία, θα κατατεθούν στο Δήμο Μαλίων μέχρι 
την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών από 
την αρμόδια Επιτροπή, που ορίζεται η 19η Ιανουάριου 
2010, ημέρα Τρίτη και μέχρι ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης 
κατάθεσης των προσφορών), αυτοπροσώπως ή μέσω 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο 
Δήμο Μαλίων στη Δ/νση: Δημαρχείο Μαλίων - οδός 
25ης Μαρτίου 17 - Τ.Κ. 70007 - Μάλια, μέχρι την προη¬ 
γούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ορίζεται στο ποσό των 3.285,00 ευρώ, που είναι το 5% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Μαλίων. 

Η αναλυτική διακήρυξη Με τα παραρτήματα Α', Β', 
Γ', Ε', ΣΤ' τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της διακήρυξης μπορούν να αναζητηθούν από το Δήμο 
Μαλίων (τηλ.: 2897340247 ΐβχ: 28970 33888, Αρμόδιος 
Υπάλληλος: Κοπανάκης Νικόλαος) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου νννννν. 
πιαΙία.ρον.οΓ στην οποία έχουν αναρτηθεί. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες θα παρέχονται 
από το Δήμο τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Μάλια, 4 Ιανουάριου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ X. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ 

Αριθμ. 1 

Ο Δήμαρχος Αυλίδας προκηρύσσει Δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την 


ανάδειξη προμηθευτού: «Υγρών καυσίμων. Πετρελαίου 
Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών», για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου και για το χρονικό διάστημα από 
την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος, με δυ¬ 
νατότητα παράτασης τεσσάρων (4) μηνών, με κριτήριο 
κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση, 
επί της μέσης χονδρικής τιμής ανά λίτρο υγρού καύσι¬ 
μου που καθορίζει το τμήμα εμπορίου της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Εύβοιας και την χαμηλότερη τιμή ανά λί¬ 
τρο ελαιολιπαντικών όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό 
προϋπολογισμό ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της διακήρυξης αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93). Η προσφορά αφορά 
το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προ¬ 
μήθεια των υγρών καύσιμων,πετρελαίου θέρμανσης και 
ελαιολιπαντικών είναι #248.200/00€ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου και του Φ.Π.Α. 19%. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 25 του μηνός Φε¬ 
βρουάριου ημέρα Πέμπτη του έτους 2010 με ώρα έναρ¬ 
ξης την 10:00 π.μ. και λήξης την 11:00 π.μ. των πρόσφο¬ 
ρων. Αν η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιονδήποτε 
λόγο, θα επαναληφθεί στις 04 του μηνός Μαρτίου του 
έτους 2010, ίδια μέρα και ώρα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ; 

1. Όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα. 

2. Συνεταιρισμοί. 

3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προ¬ 
σφορά τους που θα περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού 
όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη 
και στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Η Εγγύηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού 
χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 10,428,57€ και παρέχεται με 
εγγυητική Επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
και σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για τους Διαγω¬ 
νισμούς όπως αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 
26 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/1993). 

Πληροφορίες δίδονται στο Δήμο Αυλίδος και στην 
έδρα αυτού στο Βαθύ Αυλίδος, τηλ.: 2221351700, ίβχ: 
2221030400 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αυλίδα, 4 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 

Αριθμ. 5442 

Η Ν.Ε.Υ.Δ.Ε της Ν.Α. Κεφ/νίας και Ιθάκης προκηρύσσει 
ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για 
τις ανάγκες των ΝΠΔΔ του Νομού μας για το έτος 2010, 
Π.Υ. δαπάνης 239.787,50 €. 

Η λήψη προσφορών θα γίνει στις 8/2/2010 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή έως 12η πρωινή από την 
αρμόδια Επιτροπή προμηθειών του άρθρου 38 του 
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Π.Δ. 118/2007, της Ν.Α. Κεφ/νίας και Ιθάκης στον Γ' όροφο 
του Διοικητηρίου, στην αίθουσα Συνεδριάσεων. 

Πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής και την 
διακήρυξη θα δίνονται από την Δ/νση Οικ/κών Υπηρε¬ 
σιών τηλ. 26710-28450, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Αργοστόλι, 28 Δεκεμβρίου 2009 
Η Πρόεδρος 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

Αριθμ. 10 

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας προκειμένου να ανακηρύξει 
προμηθευτή καυσίμων, νια την κίνηση των μηχανημάτων 
και μεταφορικών μέσων του Δήμου, καλεί τους ενδια¬ 
φερομένους να καταθέσουν προσφορές την Τετάρτη 
27 Ιανουάριου 2010 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του 
Δήμου Γόρτυνας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι 
ανάγκες του Δήμου σε καύσιμα για ένα έτος προβλέ- 
πονται περίπου οι εξής: 

1) Πετρέλαιο κίνησης: 78.500 λίτρα 

2) Βενζίνη αμόλυβδη: 11.500 λίτρα 

Οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν ποσοστό έκ¬ 
πτωσης επί % στην εκάστοτε τιμή που θα ισχύει στο 
χρόνο παράδοσης της προμήθειας για το κάθε ένα 
είδος καυσίμου χωριστά. Ο ανάδοχος της προμήθειας 
θα υπογράψει σχετική σύμβαση για ένα χρόνο, και θα 
προσκομίσει σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέ¬ 
λεσης της προμήθειας. Οι προσφορές θα είναι στην 
Ελληνική γλώσσα. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα καύσιμα 
που θα του ζητηθούν για τα οχήματα του Δήμου καθ’ 
όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 

Στο διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος όλα τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών 
που υποβάλουν κοινοί προσφορά για την προμήθεια των 
78.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 11.500 λίτρα βεν¬ 
ζίνης αμόλυβδης. Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 
την προσφορά καταθέτει αυτοπροσώπως ο επιχειρημα¬ 
τίας και με επίδειξη της αστυνομικής ταυ ταυτότητας ή 
άλλου νόμιμου εγγράφου που να αποδεικνύεται η ταυ¬ 
τοπροσωπία. Σε περίπτωση εταιρείας, συνεταιρισμού, 
κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών, η προσφορά κα¬ 
τατίθεται με νόμιμο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο διορισμό 
σύμφωνα με το καταστατικό ή με συμβολαιογραφικό 
έγγραφο που κατατίθεται στην επιτροπή και με επί¬ 
δειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νόμιμου 
εγγράφου που να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία του 
επιδίδοντας την προσφορά. 

Οι διαγωνιζόμενοι προμηθευτές οφείλουν να παραδώ¬ 
σουν στην επιτροπή σε ιδιαίτερα καλά σφραγισμένο φά¬ 
κελο που θα αναγράφει τον τίτλο της επιχείρησης, την 
διεύθυνση της, το τηλέφωνο, το αστυνομικό τμήμα της 
περιοχής και την επιγραφή «Οικονομική Προσφορά για 
την Προμήθεια Καυσίμων 2010» και υπεύθυνη δήλωση ότι 
ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυ¬ 
ξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλα¬ 
κτα και εάν δεν προσκομισθούν όλα τα δικαιολογητικά 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 


Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή «συμμετοχής» αναγνωρισμένης τράπεζας ή του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 5.000,00€ 
και θα απευθύνεται προς το Δήμο Γόρτυνας και με 
ισχύει τουλάχιστον εκατόν ογδόντα ημερών. 

Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο ή βε¬ 
βαίωση για την εγγραφή τους στο οικείο επιμελητήριο 
και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και σύμφωνα με τη μελέτη που 
έχει συντάξει ο Δήμος Γ όρτυνας. 

Προκαταβολή στον ανάδοχο προμηθευτή δεν θα δο¬ 
θεί. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια για το 
έτος 2010 είναι 100.000,00 € με ΦΠΑ, και θα εγγράφει 
στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό του έτους 2010. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να προ- 
σκομισθούν υποχρεωτικά και εάν κάποιο από αυτά δεν 
προσκομισθεί ο υποψήφιος απορρίπτεται από την δι¬ 
αδικασία. 

Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ζητήσουν οι ενδια¬ 
φερόμενοι από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (πληροφορίες Βρυθιάς Γεώργιος τηλ. 
2892-340317). 

Η διαδικασία γίνεται με τον ΕΚΠΟΤΑ - Ανοικτός Δι¬ 
αγωνισμός και με την υπ’ αριθμό 11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης, τον Ν. 2286/95 τον Ν. 3463/06 καθώς και των 
εκτελεστικών πράξεων των παραπάνω. 

Τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης στο τύπο ορίζεται 
η 05-01-2010 και στο Φ.Ε.Κ. 08-01-2010. 

Άγιοι Δέκα, 29 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ 

Αριθμ. 16 

1. Ο Δήμαρχος Ζαρού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ επαναπροκη- 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΠΡΑ¬ 
ΝΑ, με προϋπολογισμό 66.313,00 ΕΥΡΩ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Α1 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ με προϋπο¬ 
λογισμό 54.724,97 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι 
τις 22/01/2010, τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηρακλείου, οδός Αλμυρού 14 - 70 100 Ηρά¬ 
κλειο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-278455, ΡΑΧ 2810- 
278455, αρμόδιος υπάλληλος Ακριβοπούλου Μαίρη ή 
από την έδρα του Δήμου Ζαρού. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/01/2010, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) περίπτ. Αρθρου 5 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα- 
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σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοί¬ 
νωση στην ιστοσελίδα της Τ.Υ.Δ.Κ. (ΙιΐΙρ://62.103.170.681 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 στην 
κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.100,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δήμο Ζαρού. 

Ζαρός, 4 Ιανουάριου 2010 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ 

Αριθμ. 7 

1.0 Δήμαρχος Γραβιάς Ν. Φωκίδας, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕ¬ 
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙ¬ 
ΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ», με προϋπολογισμό 1.242.717,00 
ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο¬ 
ρίες εργασιών: α) Οικοδομικά με προϋπ/σμό 704.863.11 €, 
β) Υδραυλικά με προϋπ/σμό 53.259,94 €, γ) Η/Μ με 
προϋπ/σμό 177.384,58 € και δ) Οδοποιία με προϋπ/σμό 
73.208,66 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ, και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας το 
Δημαρχείο Γραβιάς, μέχρι της 21-1-10. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22653-50916 
και ΕΑΧ 22653-50920, αρμόδιος υπάλληλος Καπνιώτης 
Κων/νος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-1-10 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
το άρθρο 6 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η ή 3η τάξη για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά και στην Α2,1η ή 2η τάξη εντός 
Νομού ή ενός ακόμη Νομού Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε Τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του Π.Δ. 609/85 
(κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Π.Δ. 609/85. Το ποσό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

στ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 20.276,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημέρες. 

β. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΟΡ¬ 
ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΈ. με υπάρχουσα πί¬ 
στωση 1.041.888,08 €. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί 
από πόρους του Δήμου. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Γραβιά, 4 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ 

Αριθμ. 8 

1 Ο Δήμαρχος Γ ραβιάς Ν. Φωκίδας, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙ- 
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ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ», με 
προϋπολογισμό 664.377,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Οικοδομικά 
με προϋπ/σμό 472.221,43 €, β) Υδραυλικά με προϋπ/σμό 
17.939,54 € και γ) Η/Μ με προϋπ/σμό 57.166,64 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ, και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας το 
Δημαρχείο Γραβιάς, μέχρι της 28-1-10. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β' 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22653-50916 
και ΕΑΧ 22653-50920, αρμόδιος υπάλληλος Κατινιώτης 
Κων/νος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2-5-10 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 
6 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. Εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η ή 3η τάξη εντός Νομού 
ή ενός ακόμη Νομού για έργα κατηγορίας Οικοδομικά 
και στην Α1, Α2 ή 1η Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π, 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους ταυ Π.Δ. 609/85 
(κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι 
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο ταυ 25% 
της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Π.Δ. 609/85. Το ποσό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

στ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 


5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 10.946,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, 
μετά την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΟΡΓΑ- 
ΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. με υπάρχουσα πίστωση 
512.652 €. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από πόρους 
του Δήμου. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Γραβιά, 4 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 

Αριθμ. 30 

1. Ο Δήμαρχος Μουζακίου, προκηρύσσει επαναληπτικό 
ανοιχτό διαγωνισμό νια την ανάθεση του έργου «ΔΙΑ¬ 
ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 
300.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 50.237,22 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ, με 
προϋπολογισμό 129.673,65 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- 
ΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 67.308,55 ΕΥΡΩ (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Μου¬ 
ζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 14-01-2010 ημέρα 
Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24450/49089, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 24450/49097, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινω¬ 
νία Αναστάσιο. Μπλέτσα και Ελένη Κωνσταντάκη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-01-2010 ημέ¬ 
ρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 εδ. Β, του 
Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου ήτοι τάξεις Α2 και άνω (λόγω κατωτάτων 
ορίων), στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - Α1 και άνω (λόγω 
κατωτάτων ορίων), στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και 
Α1 και άνω (λόγω κατωτάτων ορίων), στην κατηγορία 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού¬ 
μενο. 
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5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψος 5.042,02 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2009 με διαθέ¬ 
σιμη πίστωση 100.000,00 ευρώ για το έτος 2009. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Μουζακίου. 

Μουζάκι, 5 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Αριθμ. 6002/09 

1. Ο Νομάρχης Λακωνίας, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΔΙ- 
ΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 14 ΕΠ.Ο. ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 
Ε.Ο. ΠΡΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ, με προϋπολογισμό 120.000,00 
ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 
100.380,69 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απροβλέπτων 
και απολογιστικών). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ,λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας 
Διοικητήριο - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 2° χλμ. Ε.Ο. 
Σπάρτης - Γυθείου Τ.Κ. 23100 στη Σπάρτη, μέχρι τις 21 
Ιανουάριου 2010 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310/93800 (εσωτ. 1252), 
ΡΑΧ επικοινωνίας 27310/93845, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Μ. Βαχαβιώλου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Ιανουάριου 2010, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και η οικονομική προσφορά 
των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 4 παρ. β του Ν 
3669/08. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Διοικητήριο 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου 
(1ος όροφος) Σπάρτη Τ.Κ. 23100 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τις τάξεις Α2, 1η, Κ/Ξ με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν 3669/08 (ανα¬ 
βάθμιση ορίου λόγω Κ/Ξ) τάξης Α1, Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις με έδρα το Νομό ή ένα Νομό που δηλώνεται 
στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ τάξης 2η για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.007,61 € και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μηνών. 


6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ 2009. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομών και 
Παραγωγής της Ν.Α. Λακωνίας. 

Σπάρτη, 5 Ιανουάριου 2010 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

Αριθμ. 90 

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας 
«Καθαρισμός Δημοτικών Καταστημάτων» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ (19%). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης στις 21 Ιανουάριου 
έτους 2010 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης παραλαβής 
των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής 
προσφορών την 10:30 π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
3.000€. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις, 
κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που 
εκτελούν έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγω¬ 
νισμού. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των 
τευχών Δημοπράτησης, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύ¬ 
νονται στο Δήμο Προσοτσάνης, καθημερινά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες έως και 19-01-2010 (τηλ. επικοιν. 
2522350131-50117). Τιμή Τεύχους 10,00 Ευρώ. 

Προσοτσάνη, 5 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΤΡΑΛΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Αριθμ. 13 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με 
συμπλήρωση τιμολογίου για την ανάδειξη προμηθευ- 
τού: ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΡνΟ-ΗϋΡΕ) - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
(Ρ\/0) προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α. 
(ΚΩΔ.: Τ.Υ. 02/24/09) για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟ¬ 
ΖΑΝΗΣ για ένα έτος. 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών 
θα διενεργηθεί στις 27/01/2010 και ώρα 12:00 (ώρα λή¬ 
ξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, 
οδός Μικρού, αριθμός 1 στην Κοζάνη. Στον διαγωνισμό 
γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δη- 
μοπρατούμενου είδους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προμηθευτών και έμποροι. 
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Η προμήθεια των Σωλήνων θα γίνεται τμηματικά ανά¬ 
λογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Για την συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή 
ύψους 3.000,00 € και ισχύος 60 ημερών. 

Έντυπα Διακήρυξης με τις προϋποθέσεις και όρους 
συμμετοχής, Τεύχη Δημοπράτησης Τεχνικές Προδια¬ 
γραφές και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλαμβάνουν μέχρι 1 ημέρα πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής, του διαγωνισμού από την ΔΕΥΑΚ, οδός 
Μικρού, αριθμός 1 στην Κοζάνη, τηλέφωνο 0461051500, 
τέλεφαξ 0461051550, έναντι 15 € πλέον Φ.Π.Α. 

Κοζάνης, 5 Ιανουάριου 2010 

Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ 
I. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ 

-♦- 

(24) 

6η Υ.ΠΕ. 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 
«ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 

Αριθμ. Φ/Λ/17/39 

Το Γ.Ν. Σπάρτης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
7238/10-4-2009 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών 
Υγείας και την υπ’ αριθμ. 20/16-11-2009 (θέμα 6°). από¬ 
φαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου προκηρύσσει Επα¬ 
ναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, για την προμήθεια δύο (2) Αναισθη- 
σιολογικών μηχανημάτων προϋπολογισθείσας δαπάνης 
100.000,00€ συμπ. του ΦΠΑ. 

Οι οροί συμμετοχής που τίθενται στην διακήρυξη 
προβλέπονται από την κείμενη περί προμηθειών νο¬ 
μοθεσία. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της 
οποίας ορίζεται το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
πλέον Φ.Π.Α. 

Οι συμμετέχοντες δεν δύνανται να υποβάλλουν προ¬ 
σφορές κατά τμήματα. Η διάρκεια ισχύος των προ¬ 
σφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέ¬ 
ρας διενέργειας του διαγωνισμού, με δυνατότητα της 
αναθέτουσας αρχής να ζητήσει την παράταση του για 
χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το αρχικά 
ορισθέν της διακήρυξης. Πέραν της κύριας προσφοράς 
δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Η διακήρυξη και οι όροι συμμετοχής θα διατίθενται 
έναντι καταβολής ποσού 11 € από το Γ ραφείο Προμη¬ 
θειών του Γ. Ν. Σπάρτης κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με 
τα έγγραφα του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδι¬ 
αφερομένους μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 11-2- 
2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί 
στο λογιστήριο του Νοσοκομείου ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής, στις 12-2-2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:30 π.μ. 

Σπάρτη, 5 Ιανουάριου 2010 

Ο Διοικητής κ.α.α. 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 


(25) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ 


Αριθμ. 73 

Ο Δήμαρχος Βάρης διακηρύττει ότι: 

1) Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΕΠΙ ΜΕ¬ 
ΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του νόμου 
Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.) για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
2009» με προϋπολογισμό «2.270.900,00» με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 

2) Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26/01/2010 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στον Δήμο Βάρης Βασ. Κων/νου 25 σε περίπτωση που 
δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία θα επαναληφθεί 
στις 02/02/2010. 

3) Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εφόσον ανήκουν στην 3η, 4η και 5η για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (υπό τις προϋποθέσεις 
του νόμου), καθώς και 2η η 3ης η 4ης τάξης κοινοπρα¬ 
ξιών για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

4) Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

5) Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

6) Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 38.167,00€ ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας η του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων η του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 609/85, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην 
Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτω¬ 
ση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή 
υπέρ όλων των μελών της. 

7) Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμη¬ 
λότερη οικονομική προσφορά Όπως ειδικότερα ορίζεται 
στον Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

8) Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την 
δαπάνη εργασιών στο ποσό των 1.237.344,73 χωρίς το ΓΕ 
& ΟΕ, άσφαλτος απολογιστικά 433.404,41 απρόβλεπτα 
15% 237.570,19 και Φ.Π.Α. 362.580,67. 

9) Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των ερ¬ 
γασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπρά¬ 
τησης, Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

10) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη 
σε είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

11) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμ- 
μετέχοντα στον διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του άρ¬ 
θρου 24 παρ. 2 Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα 6 μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

12) Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστολη- 
πτική ικανότητα των διαγωνιζόμενων. 

13) Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική 
ικανότητα. 

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ.λπ.) βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου 
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Βάρης Βασ. Κωνσταντίνου 25 (1ος όροφος) πληροφο¬ 
ρίες στα τηλέφωνα 213-2030430, ΡΑΧ επικοινωνίας 210- 
20320439, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία I. ΒΑΣΙ- 
ΛΕΙΑΔΗΣ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης 
καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της 
προσφοράς τους μέχρι και 3 ημέρες πριν την ημέρα της 
δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι 
μέχρι και τις 22/01/2010 και ώρα έως 12.00 π.μ. 

Βάρη, 5 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΙΔΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Αριθμ. 1 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός προ¬ 
κηρύσσει την διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνι¬ 
σμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση - Επισκευή 
Παιδικού Σταθμού Χώρας» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
534/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο Ποσό των 
Σαράντα Πέντε χιλιάδων Πεντακοσίων Ευρώ (45.500,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (ΚΑΠ) με 45.500,00€. 

Το Δημοπρατούμενο ποσό είναι 38.235,29€ 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναΓΕξι (6) ημε¬ 
ρολογιακοί μήνες. Η δημοπρασία θα γίνει με ανοιχτή 
διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς, με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
(%) κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομα- 
λότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, (άρθρ. 6, του Ν. 3669/08) 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3669/08, 
όπως αυτός θα ισχύει κατά την ημερομηνία αποστολής 
της διακήρυξης για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο, 
καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα Νέστορος, στην Χώρα ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πα¬ 
ραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 
26/01/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. Αν για οποι- 
ονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί σε επόμενη 
ημερομηνία την οποία θα ορίσει η Δημαρχιακή Επιτρο¬ 
πή (η οποία δα ενημερώσει και τους ενδιαφερομένους) 
με τους ίδιους όρους και χωρίς αναδημοσίευση. Στο 
διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν; 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη σε 
όλη την επικράτεια καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας 
οικοδομικών. 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β» κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/06 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονω¬ 
μένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνο¬ 
νται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 2% επί 
του δημοπρατούμενου ποσού προ ΦΠΑ και αναθεώρη¬ 
σης του έργου ήτοι ευρώ 742.72 ΕΥΡΩ απευθυνόμενη 
στο Δήμο Νέστορος. Οι εγγυήσεις θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 3669/08. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς στο 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφο¬ 
ρά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται 
από τον ΔΗΜΟ Νέστορος στο Δημαρχείο Νέστορος, 
οδός Αντωναροπούλου 4, Χώρα Μεσσηνίας. 

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και την Πέμπτη 21/01/10 από τα γραφεία 
του Δήμου Νέστορος τις εργάσιμες μέρες και ώρες με 
καταβολή των εξόδων παραγωγής όλων των τευχών, 
που ανέρχονται σε (20,00) € εκτός αν αναλάβουν την 
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και 
επιμέλεια. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της προαναφερόμενης δαπάνης και τη 
δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερό¬ 
μενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης 
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μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη 
δυνατή Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδια¬ 
φερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί¬ 
ας- δεμάτων κ.λ.π. η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα 
έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δήμου 
Νέστορος όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα 27630-32100, 27630-31200. 

Χώρα, 4 Δεκεμβρίου 2009 
Ο Πρόεδρος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΡΩΝΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Αριθμ. 16 

Ο Δήμαρχος Κισάμου διακηρύσσει τον πρόχειρο δι¬ 
αγωνισμό (άρθρο 29 τον νόμου 3669/2008) μίσθωσης 
χωματουργικών μηχανημάτων με κριτήριο κατακύρω- 
σης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για 
την εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία «ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ». 

Ενδεικτικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 114.586,95 
Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Σχετική η με αριθμό 160/2009 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. (Τε¬ 
χνική Υπηρεσία Δήμων & Κοινοτήτων) Δ/νσης Τοπικής 
Αυτίσης & Δ/σης Ν. Χανιών Περιφέρειας Κρήτης, Α. Πα- 
πανδρέου 100, Χανιά 731 34, τηλ. 28210 54090-52318, ΕΑΧ: 
28210 23190, ή οποία είναι η Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών (σύμφωνα με την μελέτη): 

α) Χωματουργικά, με προϋπολογισμό 114.602,05 €, (δαπ. 
Εργασιών). 

β) Σκυροδέματα, με προϋπολογισμό 29.062,55 €, (δαπ. 
Εργασιών). 

γ) Σωληνώσεις - Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 
107.004,40 €, (δαπ. Εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ,Π.Α.: 
344.465,83 €. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α.: 
409.914,34 €. 

Υπάρχουσα πίστωση από: Θησέας και ΣΑΤΑ 2010 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα α) τις διατάξεις 
των άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και 28/1980,1418/84, 
3263/2004, 3481/2006 και 3669/2008 και των κανονιστι¬ 
κών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και β) 
τους όρους της μελέτης η οποία έχει συνταχθεί σττό 
την Τ.Υ.Δ.Κ. καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες 
να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
μίσθωσης χωματουργικών μηχανημάτων του ως άνω 
έργου: 

• Προσφορά για την ωριαία απασχόληση προωθη- 
τήρα. 


- Προσφορά για την ωριαία απασχόληση εκσκαφέα 
ΧΒ (μεγάλη τσάπα) και σφύρας. 

- Προσφορά νια κόπτη φρέατος 8 και 13 εκατοστών. 

- Προσφορά για κόπτη ασφαλτοδέματος. 

- Προσφορά για την ωριαία απασχόληση φορτηγού 
αυτοκινήτου (17 Ιη) μεταφοράς χωματουργικών υλι¬ 
κών. 

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου -Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος ΚΙΣΑΜΟΥ 

Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα Αρχή 
είναι ο Δήμος ΚΙΣΑΜΟΥ 

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο ή η 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου ΚΙΣΑΜΟΥ που έχει 
έδρα στην Κίσαμο. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κισάμου. 

Αρθρο 2: Παραλαβή τευχών 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από το Δημαρ¬ 
χείο Κισάμου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, 1ος όροφος, 
τηλ. 2822083093, ΡΑΧ: 2822083385. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους, εφόσον ζητηθούν μέχρι και την 21/01/2010. Εφόσον 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι 
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν ποσό (20€). 

Αρθρο 3: Παραλαβή τευχών 

Κατά την υπογραφή του παρόντος ο υποψήφιος ανά- 
δοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον 
διαγωνισμό ευρώ (2.092,85) ίση με το 2% του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης (μείον της αναθεώρησης και του 
Φ.Π.Α.). 

Αρθρο 4: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 26/01/2010 ημέ¬ 
ρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Αρθρο 4: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

- Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι 
ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που 
παρέχουν εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι 
στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. 

Κίσαμος, 5 Ιανουάριου 2010 

Η Δήμαρχος 
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΚΟΥΛΑΚΗ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΙΑΝΗΣ 

Αριθμ. 46 

1. Ο Δήμαρχος Αιανής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή παλαιού 
γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή», με προϋπολογισμό 
348.887,79 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία Πρασίνου, με προϋπολογισμό 131.640,10€ 
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(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα), β) κα¬ 
τηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 81.703,41 (δαπά¬ 
νη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και προμήθεια 
ασφάλτου) και γ) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολο¬ 
γισμό 71.300,20 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρό¬ 
βλεπτα και προμήθεια ασφάλτου). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τη Βιβλιοτεχνική Κοζάνης Ο.Ε. 
(Κυριακή και Χρυσαυγή Χαραλαμπίδη), οδός Δημοκρα¬ 
τίας 16 και 7, Κοζάνη - τηλ· 2461037139 - 2461023242 
- 2461037690, μέχρι την εικοστή πρώτη Ιανουάριου του 
έτους 2010 (21 - 01 - 2010) και ώρα 14:30. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461352115 -116, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 2461098667, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοι¬ 
νωνία Μεντεσίδης Θ. Χαράλαμπος, Πολιτικός Μηχανικός 
Τ.Ε. και Κοντού Γ. Αθηνά, Διπλ. Πολ. Μηχανικός. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Ιανουάριου 
2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης παράδο¬ 
σης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μο¬ 
νάδες (επί τοις εκατό) κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο έξι (6) του 
Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.). 


4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι στην Α2 ή 1η ή 2η τάξη εντός νομού ή 
Α2 ή 1η τάξη εκτός νομού για έργα κατηγορίας πρασί¬ 
νου και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας οδοποιίας και 
Α1 και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικών β) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους: 5.692,87 ΕΥΡΩ 
και ισχύος τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ και από το Ε.Α.Π. (Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Λιανής. 

Αιανή, 4 Ιανουάριου 2010 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΖΕΛΛΟΣ 
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